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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Decembre 2013 
Document : DTU 65.3 (NF P52-211-2) (mai 1993) : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression - Partie 
2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-211-2) 


norme française 


NF P 52-211-2 
Mai 1993 
DTU 65.3 


travaux de bâtiment - marchés 
privés 
Installations de sous-stations d'échange à eau 


chaude sous pression 
partie 2 : cahier des clauses spéciales 


Building works - Private contracts - Heat exchange 
installations for pressurized hot water - Part 2 : Special clauses 


MM Bauarbeiten - Private Baukontrakte - Wärmeaustauscher- 
Anlagen für Warmwasser unter Druck - Teil 2 : Sondervorschriften 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général de 
l'afnor le 5 avril 1993 pour prendre effet le 5 mai 1993. 


Norme reprenant le DTU 65.3 d'avril 1968 sans modifications. 


Correspondance 


A la date de publication de la présente norme, il n'existe pas de norme 
ou de projet de norme européenne ou internationale sur le sujet. 


Analyse 
La présente norme propose les clauses administratives spéciales à 
insérer dans un marché d'installations de sous-stations d'échange à 
eau chaude sous pression visés par la norme NF P 52-211-1 (référence 
DTU 65.3). 


Descripteurs 


bâtiment, contrat, installation de chauffage, sous-station d'échange, 
eau chaude, canalisation, robinetterie, pompe, échangeur de chaleur. 


Sommaire 


Liste des auteurs 

1 Objet 

2 Consistance des travaux 

3 Coordination avec les autres entreprises 
4 Mise à exécution des travaux 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 2 sur 4 


https://www.engcopilot.com/ 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 3 sur 4 


https://www.engcopilot.com/ 


membres de la commission d'etudes du cahier des charges, du cahier des clauses speciales 
et des instructions relatives aux installations de sous-stations d'echange a eau chaude sous 
pression 


M. 
e LECLERC, representant le Bureau VERITAS. 
MOLIN, representant la SOCOTEC. 


CHAIGNE, représentant l'Union nationale des chambres syndicales du chauffage, de la 
ventilation et du conditionnement de l'air. 


LEMOIGNE, représentant le Syndicat national des industries de la robinetterie. 
. de St-VAULRY et DESMUR, représentant le Syndicat des constructeurs de pompes. 


THOMAS, représentant la Société centrale pour l'équipement du territoire. 


MICHEL, représentant le Groupement des associations des propriétaires d'appareils à vapeur 
et électriques. 


CLUZEAU, représentant le ministère des Postes et Télécommunications. 


BERTRAND, président du Syndicat national des exploitants de chauffage et des distributeurs 
de fluides thermiques. 


VOILLOT, représentant le groupe de l'Immobilière Construction de Paris. 


BOYAUX, représentant l'Omnium Technique de l'Habitation. 


BERTIN, représentant la Chambre syndicale des fabricants de tubes en acier. 
MM. FRIEDBERGER, NARJOT, POIROTTE, représentant le Syndicat national des constructeurs- 
installateurs de chauffage urbain. 


le comité scientifique et technique de l'industrie du chauffage de la ventilation et du 
conditionnement d'air (COSTIC). 


le centre scientifique et technique du bâtiment. 





1 Objet 

Le présent Cahier a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux marchés privés de 
travaux d'installation de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression, auxquels est applicable le 
Cahier des Charges D.T.U. n°65.3. 


2 Consistance des travaux 
Les travaux d'installation de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression comprennent : 
e les études, calculs et plans nécessaires à la conception et à l'exécution des installations, 


e la fourniture et la mise en oeuvre des échangeurs, des pompes, de la robinetterie, de la tuyauterie, 
des appareils de régulation et de tous appareillages ou dispositifs accessoires d'équipement ou de 
fixation, 


e les percements, branchements et scellements nécessaires pour la pose des appareils et matériels 
de l'installation, 

e la fourniture et la mise en place de l'appareillage nécessaire aux épreuves hydrauliques de 
l'installation, et l'exécution de ces épreuves, 


Toutes les fournitures, travaux et prestations énumérés ci-dessus s'entendent depuis l'arrivée, à l'intérieur 
des locaux des sous-stations, de la canalisation du fluide primaire jusqu'à la sortie des échangeurs. 


Font également partie des travaux la fourniture et la pose des plaques indicatrices sur appareillage et sur 
portes d'accès. 


Ne font pas partie des travaux : 


e les installations d'amenée du fluide primaire, situées hors du nu intérieur des locaux des sous- 
stations, sauf les vannes de sectionnement extérieures, 


e les installations inhérentes au fluide secondaire depuis la sortie des échangeurs, 


e la construction et l'aménagement des locaux de sous-stations, notamment les puisards, pompes, 
sous-stations de relevage et canalisations d'évacuation, 


e la construction des massifs de fondation ou supports en maçonnerie pour la pose des appareils, 
e l'amenée de l'énergie électrique à l'intérieur de la sous-station, 
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e la construction et l'amenagement de caniveaux et gaines pour le passage éventuel de canalisations 
hors le nu interieur des locaux de sous-stations. 


3 Coordination avec les autres entreprises 
Sous les délais prescrits par les documents particuliers du marche, l'entrepreneur doit remettre au maltre 
de l'ouvrage : 

e à destination de l'entrepreneur de gros oeuvre, tous plans et croquis définissant avec précision 
l'emplacement et les dimensions des passages à réserver dans les maçonneries de gros oeuvre et 
des massifs de fondation ou supports en maçonnerie nécessaires à la pose des appareils, 

e à destination de l'entrepreneur chargé des installations de chauffage des locaux, tous plans et 
croquis utiles à ce dernier pour le raccordement de ses installations sur les échangeurs. 

Il reçoit du maître de l'ouvrage, dans les mêmes conditions et en provenance de l'entrepreneur chargé de 
l'amenée du fluide primaire aux sous-stations d'échange, tous plans et croquis utiles à l'exécution du 
raccordement des installations de la sous-station aux canalisations d'amenée du fluide primaire. 


4 Mise à exécution des travaux 

L'ordre de service de commencer l'exécution des travaux est envoyé à l'entrepreneur, au moins dix jours 
avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel. 

L'entrepreneur doit alors s'assurer que l'état et l'accès des locaux lui permettent de procéder, dans des 
conditions normales, à cette exécution. 

Il doit, en outre, constater, uniquement de visu , que les locaux satisfont aux conditions d'emplacement et 
d'aménagement définies aux articles 2.1 et 2.2 du Cahier des Charges D.T.U. n° 65.3 et, s'il y a lieu, 
vérifier que les passages, massifs ou supports sont réalisés conformément aux plans et croquis qu'il a 
remis en application de l'article 3 ci-dessus . 

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître de l'ouvrage, au plus tard à la date fixée comme début du délai 
contractuel. 

La décision du maître de l'ouvrage fera l'objet d'un nouvel ordre de service qui, le cas échéant reporte le 
délai d'exécution en fonction de la date à laquelle les travaux pourront effectivement commencer. 
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